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Definitief projectplan en besluit tot aanpassen van de legger van het project 
"Aanleg hoogwaterkering Slenaken" 


Waterschap Roer en Overmaas heeft het projectplan, met bijbehorend besluit tot aanpassen van de 
legger, voor het project "Aanleg hoogwaterkering Slenaken" definitief vastgesteld. Dit project ligt in 
Slenaken, gemeente Gulpen-Wittem, in het dal van de Gulp tussen de Heijenratherweg en de Belgische 
grens. 

Inzagetermijn van dit definitief projectplan en besluit tot aanpassen van de legger is van maandag 18 
april 2016 tot en met maandag 30 mei 2016. 


Strekking 

In juli 2012 heeft een 'flash flood' na hevige neerslag in het stroomgebied van de Gulp ervoor gezorgd 
dat grote delen van Slenaken, Beutenaken en Pesaken in korte tijd blank hebben gestaan, waardoor 
overlast ontstond voor diverse woningen en bedrijven in de nabijheid van de Gulp. Als gevolg van 
deze overstroming hebben gemeente Gulpen-Wittem, provincie Limburg en Waterschap Roer en 
Overmaas gezamenlijk besloten om tot een duurzame oplossing te komen teneinde de kans op dit soort 
calamiteiten in de toekomst te verminderen. Op basis van een verkenning van de mogelijkheden is 
besloten om bovenstrooms van Slenaken op Nederlands grondgebied een retentiebekken te creëren 
dat ervoor zorgt dat pieken in de afvoer van de Gulp worden afgevlakt en calamiteiten benedenstrooms 
zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit retentiebekken kan worden gerealiseerd door de aanleg van 
een groene dam dwars op de lengterichting van het dal. 

Het Waterschap Roer en Overmaas treedt op als trekker van het project. Als trekker heeft het waterschap 
in december 2014 de voor de uitvoering vereiste vergunningen aangevraagd bij de betrokken bevoegde 
gezagen (provincie Limburg, gemeente Gulpen-Wittem en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). 
Om aanleg van de dam mogelijk te maken moet ingevolge de Waterwet ook een projectplan door het 
waterschap worden vastgesteld en ter inzage worden gelegd. Het betreffende projectplan is als bijlage 
hierbij gevoegd. Bij het projectplan is tevens een besluit tot aanpassen van de legger gevoegd. 

Met de projectpartners is afgesproken om de dam zoals voorgesteld te realiseren, met inachtneming 
van het gegeven dat de hoogte van de dam op termijn verlaagd kan worden indien andere toekomstige 
maatregelen in het Gulpdal dit mogelijk maken. 


Terinzagelegging 

Het door het bestuur van Waterschap Roer en Overmaas op 12 april 2016 definitief vastgestelde pro¬ 
jectplan Waterwet en bijbehorend besluit tot aanpassen van de legger van het project "Aanleg hoog¬ 
waterkering Slenaken" ligt met ingang van 18 april 2016 gedurende zes weken (tot en met 30 mei 2016) 
tussen 09.00 uur en 16.00 uur ter inzage in het waterschapshuis, Parklaan 10 te Sittard. Het is aan te 
bevelen een afspraak te maken indien u de plannen wenst te komen inzien. 


Inspraak 

Na definitieve vaststelling van het projectplan kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan 
is betrokken tegen dit projectplan beroep instellen conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Hij 
dient daartoe binnen zes weken na bekendmaking van het projectplan beroep in te stellen bij de 
rechtbank. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het beroepschrift 
is gericht en de gronden van beroep. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende 


Waterschapsblad 2016 nr. 2920 18 april 2016 




Waterschap 
Roer en Overmaas 




aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van dit projectplan 
naar voren heeft gebracht. Een beroepschrift moet in tweevoud worden gericht aan de rechtbank Lim¬ 
burg, sector bestuursrecht. Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van 
dit projectplan. 

Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het projectplan 
direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingesteld indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde 
hiervoor is dat ook beroep wordt ingesteld. Voor de behandeling van het beroep en/of het verzoek tot 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

Wij verzoeken u vriendelijk een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een voor¬ 
lopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas. 
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